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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 472 

11 Σεπτεμβρίου 2015 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. Διακ. 706 

1. Η Εταιρεία «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» διακηρύσσει την με ανοι¬ 
χτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή 
του έργου: Ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασι¬ 
ών Υποδομής της Νέας Χάραξης της Σιδηροδρομικής 
Γραμμής Θεσσαλονίκης - Ειδομένης, στο τμήμα Πο- 
λύκαστρο - Ειδομένη, από Χ.Θ. 52+262,00 έως Χ.Θ. 
72+858,91, κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του 
Νέου Σ.Σ. Πολυκάστρου και της Σιδ/κης Στάσης Μ. 
Δάσους καθώς και επεμβάσεις επί των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του υφιστάμενου Σ.Σ. Ειδομένης» (Α.Δ. 
706), προϋπολογισμού δημοπράτησης είκοσι τριών εκα¬ 
τομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (23.500.000,00€) 
μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού για Αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α. 

Η αναθεώρηση εκτιμάται σε 720.000,00 € και ο Φό¬ 
ρος Προστιθέμενης Αξίας (δεν συμπεριλαμβάνεται στον 
προϋπολογισμό του έργου) σε 5.570.600,00 €. 

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζε¬ 
ται σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακούς μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

2. Η παρούσα εργολαβία αφορά στις εργασίες για 
την ολοκλήρωση της υποδομής της Νέας Σιδηροδρο¬ 
μικής Γραμμής Θεσσαλονίκης Ειδομένης, στο τμήμα 
Πολύκαστρο - Ειδομένη, στην κατασκευή των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Νέου Σ.Σ. Πολυκάστρου και της 
Σιδ/κης Στάσης Μ. Δάσους καθώς και σε επεμβάσεις 
επί των κτιριακών εγκαταστάσεων του υφιστάμενου 
Σ.Σ. Ειδομένης. 

Αναλυτικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Έργου, 
περιλαμβάνει: α) Υδραυλικά έργα για την πλήρη απο¬ 
χέτευση των υδάτων και την προστασία της κατα- 
σκευαζόμενης Σιδηροδρομικής Γραμμής καθώς και 
των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και έργων 
του Ν.Σ.Σ. Πολυκάστρου και της Σιδ/κης Στάσης Μ. 
Δάσους, β) Χωματουργικές εργασίες κατασκευής της 
υποδομής της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής (κατα¬ 
σκευή - ολοκλήρωση επιχωμάτων - ορυγμάτων) περι- 


λαμβανομένου του υποστρώματος και της στρώσης 
έδρασης της επιδομής. Οι ως άνω εργασίες αφορούν 
τα τμήματα της νέας χάραξης από χ.θ. 54+500 έως χ.θ. 
58+570,65, μήκους 4.071πι, και από χ.θ. 63+060 έως χ.θ. 
67+073, μήκους 4.013 πι. Στις χωματουργικές εργασίες 
συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες υποδομής των 
οδικών έργων αποκατάστασης του οδικού δικτύου της 
περιοχής των έργων έως την επιφάνεια έδρασης της 
υπόβασης οδοστρωσίας (οδοποιία), καθώς και η κατα¬ 
σκευή μόνιμης παράκαμψης της Π.Ε.Ο. (Παλαιός Εθνικής 
Οδού) Θεσσαλονίκης - Πολυκάστρου στο σημείο που 
η χωροθέτηση του Νέου Σ.Σ. Πολυκάστρου εμπλέκε¬ 
ται με υφιστάμενη οδό, γ) Εργασίες κατασκευής της 
βάσης και υπόβασης, καθώς και του ασφαλτοτάπητα 
των οδικών έργων, αποκατάστασης του ευρύτερου 
οδικού δικτύου της περιοχής της Νέας σιδηροδρομι¬ 
κής γραμμής Πολύκαστρου - Ειδομένης, δ) Εργασίες 
κατασκευής της σήμανσης και ασφάλισης των οδικών 
έργων, αποκατάστασης του ευρύτερου οδικού δικτύου 
της περιοχής της Νέας σιδηροδρομικής γραμμής Πο¬ 
λύκαστρου - Ειδομένης, ε) Τεχνικά έργα, για τα οποία 
απαιτούνται είτε εργασίες για την ολοκλήρωση των 
υφιστάμενων ημιτελών, ή εργασίες για την απ’ αρχής 
κατασκευή νέων και αυτά είναι τα ακόλουθα: Ολο¬ 
κλήρωση της Σιδηροδρομικής γέφυρας πάνω από την 
οδό Κιλκίς - Πολυκάστρου (κάθετη οδός ΙΑ) από Χ.Θ. 
56+548,32 έως τη Χ.Θ. 56+632,32 μήκους 84 πι (Τεχνικό 
1), ολοκλήρωση της Κάτω Διάβασης κάθετης οδού (Κ.Ο. 
6) στη Χ.Θ. 65+639,14 (Τεχνικό 8), κατασκευή της Άνω 
Διάβασης κάθετης οδού (Κ.Ο. 7) στη Χ.Θ. 66+326,92 μή¬ 
κους 74πι (Τεχνικό 9) και κατασκευή του μικρού τεχνι¬ 
κού 05 Α (Κάτω Διάβαση Μικρών Οχημάτων) στην Χ.Θ. 
57+280, στ) Οδοφωτισμός και ηλεκτρομηχανολογικές 
εργασίες, οι οποίες αφορούν στις εργασίες φωτισμού 
οδών, οδικών κόμβων, Ανω και Κάτω Διαβάσεων καθώς 
και στις εργασίες γείωσης τεχνικών έργων και εργασί¬ 
ες προστασίας έναντι Ηλεκτροκίνησης, ζ) Κατασκευή 
των κτιριακών εγκαταστάσεων μετά των ΗΜ εγκατα- 
στάσεών τους, του περιβάλλοντος χώρου, αποβαθρών, 
στεγάστρων, διαβάσεων πεζών κ.λπ. του Νέου Σιδη¬ 
ροδρομικού Σταθμού(Σ.Σ,) Πολυκάστρου και της Σιδ/ 
κής Στάσης Μ. Δάσους και εργασίες συντήρησης και 
λοιπών επεμβάσεων επί των κτιριακών εγκαταστά¬ 
σεων και του περιβάλλοντος χώρου, αποβαθρών, ΗΜ 
εγκαταστάσεων κ.τ,λ. του υφιστάμενου κτιρίου του Σ.Σ. 
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Ειδομένης. Οι εργασίες του Νέου Σ.Σ. Πολυκάστρου, 
περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα υδραυλικά έργα 
που συνδέονται άμεσα με την κατασκευή του νέου 
σιδηροδρομικού σταθμού Πολυκάστρου και του οδικού 
δικτύου πρόσβασης σε αυτόν. 

Αναλυτικότερα οι προς εκτέλεση εργασίες αναφέρο- 
νται στην Τεχνική Περιγραφή. 

3. Γλώσσα Ελληνική. 

4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό και αποσφράγισης, 
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού της «ΕΡΓΟΣΕ 
Α.Ε.» ορίζεται η 27-10-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ. στα γραφεία της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», οδός Καρόλου 27, 
Αθήνα (2ος όροφος, γραφείο 221). 

5. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα 
υποβληθεί με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, 
με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης, του άρθρου 4 παράγραφος β του ΚΔΕ και του 
άρθρου 6 του ΚΔΕ. 

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται, έως 31-12-2015 από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 
Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ- 
ΔΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΕΙΔΟΜΕΝΗ 
(Β'ΦΑΣΗ)» με κωδικό ΜΙ3 200177, του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία-Οράκη» 
ετών 2007-2013. Από 1-1-2016 θα χρηματοδοτείται από 
τη ΣΑΕ 2008ΣΕ07890000 μέσω του Προγράμματος Δη¬ 
μοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 
137/Α724-8-1993), καθώς και της κράτησης ύψους 0,10 
% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανε¬ 
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011, ως ισχύει. 

7. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατα¬ 
τίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους 
του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ 
08-08-2014) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ, στον βαθ¬ 
μό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
συνολικού ποσού του προϋπολογισμού της υπηρεσίας 
και του εκτιμώμενου ποσού της αναθεώρησης, ύψους 
24.220.000,00€, εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των τετρα- 
κοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ 
(484.400,00 €). Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 
δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο 
των δέκα μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης 
(άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 
2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον 
μέχρι 27-08-2016. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά, δεσμεύει τον συμμε- 
τέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 
24 παρ. 2 του ΚΔΕ, για διάστημα εννιά (9) μηνών, από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

8. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν, με¬ 
μονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον 
ανήκουν: 


- στην Πέμπτη τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας, 

- στην Τρίτη τάξη και άνω για Οικοδομικά έργα, 

- στην Τρίτη τάξη και άνω για Ηλεκτρομηχανολογικά 
έργα, 

και Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και Κοινο¬ 
πραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπως αναλυτικά 
ορίζεται στο άρθρο 21 της Διακήρυξης. 

9. Αρμοδιότητα για την έγκριση του αποτελέσματος 
της δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 10 και 
το άρθρο 27 του Ν. 3669/2008 σε συνδυασμό με την 
υπ’ αριθμ. Φ10/οικ.47969/4798/02-09-2009 (ΦΕΚ 1902/Β7 
04-09-2009) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι¬ 
κοινωνιών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
ΦΙΟ/οικ. 53157/5420/30-09-2009 (ΦΕΚ 2141/Β701-10-2009) 
απόφαση του ιδίου, έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της 
«ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.». 

10. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και τα σχετικά 
έντυπα για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς δι¬ 
ατίθενται στους ενδιαφερομένους, από τα γραφεία της 
«ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», οδός Καρόλου 27, Αθήνα Τ.Κ. 10437 (Διεύ¬ 
θυνση Συμβάσεων & Προμηθειών, 2ος όροφος, Γ ραφείο 
203, τηλ. 210-5283390, ΡΑΧ 210-5283392) τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. με καταβολή 
ποσού 150 ΕΥΡΩ σε μετρητά ή με έμβασμα στην «ΕΡΓΑ 
Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», έως την 21-10-2015, εφόσον 
έχει υποβληθεί σχετική αίτηση. 

11. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
λάβουν γνώση του περιεχομένου των τευχών δημοπρά¬ 
τησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΙιΙΙρΥ/νννννν.θΓροεΘ.ρΓ. 
Γ ια να υποβάλλουν όμως προσφορά θα πρέπει προη¬ 
γουμένως να έχουν προμηθευτεί εγκαίρως, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην § 10 της παρούσας, από την 
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. / Διεύθυνση Συμβάσεων και Προμηθειών, 
το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα 
συμπληρώσουν και θα καταθέσουν με την προσφορά 
τους. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς στην περί¬ 
πτωση αυτή διατίθεται δωρεάν. 

12. Αποστολή της Προκήρυξης για Δημοσίευση στην 
Ε.Ε.Ε.Ε. 27-08-2015. 

13. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημε¬ 
ρινά 10:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ 
Α.Ε., Καρόλου 27, γραφείο 207 (αρμόδια: Παρ. Κούκου, 
τηλ. 210 5283390). 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 

Αριθμ. 12630 

1. Ο Δήμος Πάρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ Ν. ΠΑΡΟΥ, 

με προϋπολογισμό 85.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) Χωματουρ- 
γικά: 2.270,00 €, Β) Τεχνικά: 50.965,00€, Γ) Οδοσήμαν¬ 
ση: 618,00€, Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%: 9.693,54 €, Απρόβλεπτα 15%: 
9.531,98 €, Αναθεώρηση: 197,34 €, Φ.Π.Α. (16%): 11.724,14 € 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία του Δή- 
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μου Πάρου στην Παροικιά Πάρου μέχρι και την Πέμπτη 
24 Σεπτεμβρίου 2015 (αρμόδια υπάλληλος Μανιατάκου 
Νικολέττα, τηλ: 2284360141, φαξ: 2284023536) με κόστος 
50,00 € εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των 
τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν.3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π,., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και εμπειροτέχνες 
με πτυχίο αντίστοιχου έργου εγγεγραμμένες στα μη¬ 
τρώα Περιφερειακών Ενοτήτων β) διαγωνιζόμενοι προ¬ 
ερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δη¬ 
μόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφό¬ 
σον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και 
σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες 
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. γ) αλλοδαποί διαγω- 
νιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.465,51 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΤΠΑ. Προβλέπεται 
η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής 

7. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης 
βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάρου. 

Πάρος, 4 Σεπτεμβρίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 


Αριθμ. 6540 

Ο Δήμος Πάτμου διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή με την προϋπόθεση το προσφερόμενο σύστημα να 
καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, για 
την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια συνδυασμένου 
συστήματος αφαλάτωσης και φωτοβολταϊκού συστή¬ 
ματος στη νήσο Μαράθι», προϋπολογισμού 234.320,00 
Ευρώ (με Φ.Π.Α. 16%). Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου 
είναι: 173797 και πρόκειται για το έργο με τίτλο «ΜΟ¬ 
ΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙ». 


Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγ- 
χρηματοδότησης 85 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 15 % από 
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και 
οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα 
σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, προερχό¬ 
μενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη 
που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο¬ 
ρίου (Π.Ο.Ε.). 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής για ποσό ίσο με 4.040,00 € (2% 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α. 16%). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ¬ 
φόρμας του Εθνικού Συστήματος ΗλεκτρονικώνΔημοσίων 
Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης νννννν. 
ρΓοηηίΙίίθυε.ςον.ρΓ. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υπο¬ 
βάλουν τις προσφορές μέσω της παραπάνω διαδικτυακής 
πύλης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυ¬ 
ξη το αργότερο μέχρι τις 02/10/2015, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 12:00. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται. 
Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού και της σύμβασης είναι 
η Ελληνική. Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο. 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 
του διαγωνισμού ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη 
νννννν.ρΓοπιίίόθυε.ρον.ρΓ του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάτμου ΐΊΐΙρΥ/νννννν,ρθίπιοε. 
ρΓ/ίηόθχ.ρίιρ/θΙ/ 

Πάτμος, 4 Σεπτεμβρίου 2015 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Αριθμ. -23821 

Ο Δήμος Διονύσου προκηρύσσει διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έρ¬ 
γου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» με ανοικτή δι¬ 
αδικασία και κατά το σύστημα με "επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης". 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. 23% είναι 

222 . 000 , 00 €. 

2. Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που 
δημοπρατούνται είναι 131.786,98€, Γ.Ο. και Ε.Ε. 18% 
23.721,66€, απρόβλεπτη δαπάνη 15% 23.326,30€ και ανα¬ 
θεωρήσεις 1.652,87€ και 23% Φ.Π.Α. 41.512,19€ 

3. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Κοινοτικό Κατάστημα 
Δροσιάς, την Τρίτη 29/09/2014 και με λήξη παραλαβής 
των προσφορών τις 10:00 π.μ. 

4. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την Πέμπτη 24/09/2014 και ώρα 14.00 από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου (Γρ. Λαμπράκη 
19 - Τ.Κ. 14572 - Δροσιά). 

5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή 
προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ- 
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νες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικών και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγο¬ 
ρίας Η/Μ. 

6. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου 
καθορίζεται ο χρόνος των πέντε (5) μηνών και αρχίζει 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

7. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία 
ορίζεται στο ποσό των 3.609,76€ (2% επί του δημο- 
πρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθύνεται προς το 
Δήμο Διονύσου και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον 
τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

8. Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προ¬ 
θεσμία ισχύος τουλάχιστον μέχρι 28/04/2016. 

Δροσιά, 24 Αυγούστου 2015 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Υποδομών, Χωροταξίας και Πολεοδομίας 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ 

-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Αριθμ. 117824 

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 
1 τηλ. 2813409000 ίαχ 2810229207 Τ.Κ. 71202 επαναπρο- 
κηρύσσει Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο διαγω¬ 
νισμό για την Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης και 
λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και 
των Ν.Π.Δ. και Ι.Δ. με κριτήριο κατακύρωσης: 

Α) την προσφερόμενη επί τοις εκατό (%) έκπτωση, για 
ορισμένο χρονικό διάστημα (ενός έτους) και σύμφωνα 
με το άρθρο 41 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Π. 11389/1993 και 
κατ’ εφαρμογή του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δη¬ 
μόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΑΊ9)», 
στη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή πώλησης της 
περιοχής, λιανικής για το πετρέλαιο θέρμανσης,του Πα¬ 
ρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσο¬ 
στό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει 
το 5% (Άρθρο 63 Ν. 4257/2014), και Β) για τα λιπαντικά 
τη χαμηλότερη τιμή βάσει του ενδεικτικού προϋπολο¬ 
γισμού, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της 
προμήθειας. 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 
492.430,53 € με το ΦΠΑ. 

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης νννννν.ρΓοπιίΙόθυε.ρον.οΓ του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
νννννν.ρΓοπιίΙίΐθϋδ.ςον.ςη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την κα¬ 
ταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φά¬ 
κελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και δι¬ 
αδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλε¬ 


κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 
60/2007. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Η Διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΓοπιίίΙίθυε.ρον.ρΓ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙ- 
ΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 07-09-2015 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 01-10-2015 και ώρα 7:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21-10-2015 και ώρα 15:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προ¬ 
σφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδή¬ 
ποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 
του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ 
Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 
στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 
πύλη νννννν.ρωιπίΙΙτθυε.ρον.ρΓ) ακολουθώντας την σχετική 
διαδικασία εγγραφής. 

5. Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το διαγω¬ 
νισμό είναι το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθεί- 
σης χωρίς το ΦΠΑ από την υπηρεσία δαπάνη δηλαδή 
8.007,08 €. Αν ο προμηθευτής ενδιαφέρεται να λάβει 
μέρος σε μία κατηγορία καυσίμων ή λιπαντικών (από αυ¬ 
τές που έχει ορίσει η υπηρεσία) θα πρέπει να καταθέσει 
εγγυητική ίση με το 2% του συνολικού προϋπολογισμού 
χωρίς το ΦΠΑ της κατηγορίας σε €. το οποίο θα το 
δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση του (κατηγορία για την 
οποία υποβάλει προσφορά). Γενικά ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προ¬ 
μηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της 
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο 
που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους 
εφόσον τους ζητηθεί από την υπηρεσία. 

7. Η Διακήρυξη θα σταλεί για δημοσίευση στην εφη¬ 
μερίδα Επίσημων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
στην ιστοσελίδα του Δήμου νννννν.ΐΊθΐ'αΙΦοη.ςιΐ'. 

8. Η παρούσα θα δημοσιευτεί μία φορά: 

Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στις οικονομικές εφημερί¬ 
δες ΗΧΩ των Δημοπρασιών και Δημοπρασιών και πλει- 
στηριασμών, στις ημερήσιες εφημερίδες Πατρίς και Νέα 
Κρήτη και στη εβδομαδιαία Αποψη του Νότου. 

Θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων 
του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου 
Ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στα επιμελη¬ 
τήρια. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ηράκλειο, 3 Σεπτεμβρίου 2015 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ 
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( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 
"ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"» 

Αριθμ. 3721 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Αθλη¬ 
σης "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"» του Δήμου Καλλιθέας, προ¬ 
κηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την 
συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και 
των κολυμβητικών δεξαμενών του οργανισμού, συνο¬ 
λικού προϋπολογισμού ποσού ύψους 60.000,00 ευρώ. 

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι την 
Τρίτη 15-9-2015 και ώρα 9.30 π.μ. έως 10:00 π.μ., (ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Αθλησης "ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΑΛΛΟΣ"» στις Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου 
Καλλιθέας, (Κτίριο Α230 πρώην Ολυμπιακά ακίνητα γη¬ 
πέδου Βοειοίι νοΙΙογ), Τ.Θ. 78 514, Τ.Κ. 176 02. 

Η κατακύρωση θα γίνει πάντα με κριτήριο κατακύρω¬ 
σης τη χαμηλότερη τιμή. 

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης, θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας νννννν.ΙοΙΙίΙΙίθα.ρΓ. 

Εγγυητική Επιστολή για την συμμετοχή στο διαγω¬ 
νισμό δεν απαιτείται βάσει των διατάξεων της παρ. Ια 
του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του δια¬ 
γωνισμού παρέχονται από το γραφείο προμηθειών στα 
γραφεία του Ν.Π., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τη¬ 
λέφωνο επικοινωνίας: 210 9565.618 (εσωτ. 4) Δημήτριος 
Αυγερινός και Ιωάννα Μελιγκώνη (Τ.Θ. 78 514 Τ.Κ. 176 02). 

Καλλιθέα, 4 Σεπτεμβρίου 2015 
Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

-♦- 

(7) 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
Αριθμ. 25278 

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Παροχή 
υπηρεσιών μεταφοράς των μελών των Κ.Α.Π.Η. του 
Δήμου σε ημερήσιες εκδρομές για το έτος 2015», συ¬ 
νολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.455,00 ευρώ 
με το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την αριθ. 31/24498/27-8-2015 
μελέτη του Τμήματος Άσκησης Πολιτικών για την Γ' 
ηλικία, της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου και 
την αριθ. 240/2015 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστη¬ 
μα (Αγ. Γεωργίου 40 - Ν. Ιωνία) την 23η Σεπτεμβρίου 
2015, ημέρα Τετάρτη, στο Τμήμα Προμηθειών ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. Ώρα 
έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00' και ώρα λή¬ 
ξης παραλαβής των προσφορών η 10:30'. 

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής θα καλύπτει 
το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
της μελέτης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι 170,00 ευρώ. Η εν 


λόγω εγγυητική μπορεί να εκδοθεί με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ε.Τ.Α.Α. 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη διακήρυξη θα πα¬ 
ρέχονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το 
Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του Δήμου 
Ν. Ιωνίας. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο. 

Νέα Ιωνία, 3 Σεπτεμβρίου 2015 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 
"ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"» 

Αριθμ. 3707 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλη¬ 
σης "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"» του Δήμου Καλλιθέας, προ¬ 
κηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων 
για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του οργανισμού, συνολικού προϋπολογι¬ 
σμού ποσού ύψους 30.000,00 ευρώ. 

Το ανωτέρω ποσό θα κατανεμηθεί ως ακολούθως: 

1. Προμήθεια γραφικής ύλης 10.000,00 ευρώ 

2. Προμήθεια πολλαπλών εκτυπώσεων 10.000,00 ευρώ 

3. Προμήθεια μελανιών και Ιοπθγ 10.000,00 ευρώ 

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι την 
Δευτέρα 14-9-2015 και ώρα 9.30 π.μ. έως 10:00 π.μ., (ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Αθλησης "ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΑΛΛΟΣ"» στις Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου 
Καλλιθέας, (Κτίριο Α230 πρώην Ολυμπιακά ακίνητα γη¬ 
πέδου Ββασίι νοΙΙογ), Τ.Θ. 78 514, Τ.Κ. 176 02. 

Η κατακύρωση μπορεί να γίνει σε διαφορετικούς 
αναδόχους, πάντα με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη¬ 
λότερη τιμή ανά ομάδα. 

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης, θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας νννννν.ΙοΙΙίΙΐΊθα.ςιΐ' 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. Για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν μόνο σε 
επιμέρους ενότητα θα προσκομίσουν και το ανάλογο 
ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά. Το χρονικό διά¬ 
στημα της δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 
την ολοκλήρωση της τμηματικής παράδοσης από την 
ημέρα του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλα¬ 
κτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους 
πόρους και υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ έτους 2015. 

Η πληρωμή θα γίνεται 100% επί της αξίας του εκδο- 
θησομένου τιμολογίου κατά την τμηματική παραλαβή 
του προϊόντος. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του δια¬ 
γωνισμού παρέχονται από το γραφείο προμηθειών στα 
γραφεία του Ν.Π., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τη- 
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λέφωνο επικοινωνίας: 210 9565.618 (εσωτ. 4) Δημήτριος 
Αυγερινός και Ιωάννα Μελιγκώνη (Τ.Θ. 78 514 Τ.Κ. 176 02). 

Καλλιθέα, 3 Σεπτεμβρίου 2015 
Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

Αριθμ. Διακ. 8497/2015 

Ο Δήμος Ερέτριας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανά¬ 
δειξη προμηθευτών-χορηγητών με τίτλο: «Προμήθεια 
καυσίμων και Ελαιολιπαντικών του έτους 2015», για 
τις ανάγκες του Δήμου, των Ιδρυμάτων και όλων των 
νομικών του προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την 
μεγαλύτερη προσφερόμενη επί της εκατό ( % ) έκπτω¬ 
ση, της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής 
πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών 
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Αντα¬ 
γωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας 
εντός των ορίων του Δήμου Ερέτριας και την μεγα¬ 
λύτερη προσφερόμενη επί της εκατό (%) έκπτωση σε 
ακέραιες τιμές επί των τιμών του τιμολογίου που αφορά 
τα Ελαιολιπαντικά, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογι¬ 
σμού δαπάνης 147.876,98€ συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%. 

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο είΐθ του Δήμου Ερέ¬ 
τριας νννννν.θΐ'θΐπει.ρΓ με διαδρομή Προκηρύξεις-διαγω- 
νισμοί και στο νννννν.ρΓοπηίΙΙίθυε.ρον.ςΓ, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης νννννν.ριΌηηίΙΙίθυε.ρον.θΐ' του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
νννννν.ρΓοπιΙΙΙίθυδ.ςον.ςΓ, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την κα¬ 
ταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρού¬ 
σα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και δι¬ 
αδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλε¬ 
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο 
Π.δ.60/2007 και συμπληρωματικά στο Π.δ. 118/2007. 

Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου, των 
Ιδρυμάτων και όλων των νομικών προσώπων, του Δήμου 
Ερέτριας για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 
σύμβασης και μέχρι δώδεκα (12) μηνών ή και πέραν 
αυτού του χρονικού ορίου και μέχρι εξαντλήσεως της 
συμβατικής ποσότητας αν αυτό απαιτηθεί και όχι πέραν 
του τριμήνου. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Δήμο Ερέτριας και 
τα επιμέρους Νομικά πρόσωπα για τα οποία θα γίνει 
ο Διαγωνισμός με την ψήφιση και την δέσμευση των 
αντίστοιχων ποσών, του προϋπολογισμού του έτους 
2015, και θα καλυφθεί από: α) ΚΑΠ επιχορηγήσεις για 
Ν.Π.Δ.Δ β) από ίδιους πόρους και ανταποδοτικά του 
Δήμου Ερέτριας και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς 
2015 . 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί λόγω του κατεπεί- 


γοντος ύστερα από την προθεσμία δέκα (10) ημερών 
(άρθρο 10 παρ. 1 ΕΚΠΟΤΑ). 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 

1. Όλα τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα 

2. Συνεταιρισμοί 

3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστο¬ 
σελίδα του Δήμου Ερέτριας νννννν.θΓθΙπα.ρη και από το 
Δήμο Ερέτριας στο τηλέφωνο: 22293-50126, (Ελευθερία 
Σαραντίδου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ερέτρια, 26 Αυγούστου 2015 

Η Δήμαρχος 

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΛΗΜΠΑΤΕ 
-♦- 

( 10 ) 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

1. Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η διενέργεια του 
υπ’ αριθμ. 15/15 διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργο¬ 
λάβου «Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού του 251 ΓΝΑ», με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 1η 
Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. 

2. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προ¬ 
σφορών ορίζεται η 22η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 15:00 μ.μ., με ημερομηνία έναρξης υποβολής 
των προσφορών την 15η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 07:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης των 
προσφορών την 29η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 11:00 π.μ. 

3. Η μετάθεση της διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού 
εγκρίθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή καθώς κρίθηκε 
απαραίτητη προκειμένου να δοθεί επιπλέον χρόνος για 
την προετοιμασία των προσφορών των συμμετεχόντων 
και την κατάθεση αυτών ηλεκτρονικά μέσω της διαδι- 
κτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ. 

4. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης της με¬ 
τάθεσης της διενέργειας του διαγωνισμού: 

- στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 31 Αυ¬ 
γούστου 2015. 

- στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 1 Σεπτεμβρίου 
2015. 

- στον ελληνικό Τύπο: 1 Σεπτεμβρίου 2015. 

- στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια»: 1 Σε¬ 
πτεμβρίου 2015. 

- στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας: 1 Σε¬ 
πτεμβρίου 2015. 

- στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (ιστότοπο του 
Δ. 15/15): 1 Σεπτεμβρίου 2015. 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αριθμ. 106470 

Ανακοινώνουμε ότι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέ¬ 
ρειας Κρήτης διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΣΦΑΛ¬ 
ΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑ- 
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ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ 
ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣ¬ 
ΦΑΛΕΙΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΑΣ ΠΕΖΟΓΕ- 
ΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΓΟΥΒΙΑΝΟ ΠΟΤΑΜΟ» της ΣΑΕΠ 502 και 

Κ.Α. 2014ΕΠ50200002 (τ. ΚΑ 2010ΕΠ00200005) με προϋ¬ 
πολογισμό μελέτης: 185.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. και Ανα¬ 
θεώρηση) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. 

Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋ- 
πολογισμό:147.742,42 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ18%, 
απρόβλεπτα 15%), 

Δημοπρατούσα Αρχή: Δ/νση Τεχνικών'Εργων Περιφέ¬ 
ρειας Κρήτης, οδός Λασσαίας Ια Ηράκλειο. 

Πληροφορίες: στο τηλέφωνο 2810 529117-124 ΕΑΧ 2810 
529125 αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Ν. Τζανιδά- 
κης - Γ. Αποστολάκης. 

Αντικείμενο του έργου: Προβλέπεται η κατασκευή 
μεταλλικής πεζογέφυρας άνω του Γουβιανού ποταμού 
βόρεια της Π.Ε.Ο. 90. Τα επιμέρους αντικείμενα για την 
κατασκευή -ολοκλήρωση του έργου είναι τα ακόλουθα: 

Α) Χωματουργικές Εργασίες - Σκυροδέματα 

Β) Οπλισμοί - Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Πι¬ 
στώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
της ΣΑΕΠ 502 (αριθ. ενάρ. έργου Κ.Α. 2014ΕΠ50200002 
τ. ΚΑ 2010ΕΠ00200005) και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο υπόδειγμα τύπου Β. 

Σύστημα Δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των 
διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 παράγραφος 3 του Ν. 3669/2008. 

Προθεσμίες εκτέλεσης του έργου: Προθεσμία εκτέλε¬ 
σης του έργου είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής: Για την έγκυρη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους δι- 
αγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 
1 α) του Ν.4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ 
στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές 
επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% 
επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α., 
ήτοι στο ποσό των 3.009,00 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επι¬ 
στολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει 
το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον 
κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς ανα- 
φέρονται στις παρ. 1.1, 1.2 και 1.3 της παρούσας) και 
σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να 
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. και θα έχουν 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία δημοπράτησης, συνοδευόμενες από 
επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική. 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας Οδοποιίας, είτε 

β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπάίκής'Ενω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δη¬ 
μόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 


γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε 

γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Οι φά¬ 
κελοι προσφορών πρέπει να επιδοθούν στην αρμόδια 
επιτροπή που θα συνεδριάσει για το σκοπό αυτό την 
Τρίτη 29-09-2015, ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης 
Λασσαίας Ια Ηράκλειο) ή να κατατεθούν έως την πα¬ 
ραπάνω ημέρα και ώρα στο πρωτόκολλο της υπηρε¬ 
σίας αυτής. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμε- 
τέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 
24 παρ. 2 του Ν. 3669/2008, για διάστημα έξι (6) μηνών, 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Γλώσσα διαγωνισμού: Όλα τα στοιχεία για τον υπόψη 
διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή 
νομίμως μεταφρασμένα. 

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα¬ 
ραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 
έδρα της Δ/νσης Τεχνικών'Εργων Περιφέρειας Κρήτη, 
οδός Λασσαίας Ια στο Ηράκλειο, μέχρι τις 24-09-2015 
ημέρα Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδι¬ 
αφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ και μπορούν να 
αποσταλούν ταχυδρομικώς σε αυτούς με έξοδά τους. 

Λοιπές Πληροφορίες: Ισχύουσα νομοθεσία είναι η ελλη¬ 
νική όπως έχει εναρμονισθεί με τις σχετικές οδηγίες της 
Ε.Ε., απαιτούμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική καθώς 
και τεχνική ικανότητα σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της 
αναλυτικής διακήρυξης. Άλλες σχετικές πληροφορίες δίνο¬ 
νται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από την Δημοπρατούσα 
αρχή (Δ/νση και τηλέφωνα αναφέρονται παραπάνω). 

Η έγκριση της Διακήρυξης του δημοπρατούμενου 
έργου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης και η επι¬ 
τροπή διαγωνισμού αποφασίστηκε με την αριθ. 569/2015 
(πρακτικό Νο23/27-07-2015) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης. 

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον 
ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού. 

Ηράκλειο, 3 Σεπτεμβρίου 2015 

Ο Περιφερειάρχης 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Αριθμ. 106365 

Η Διεύθυνση Τεχνικών'Εργων της Περιφερειακής Ενό- 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


τητας Χανιών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟ¬ 
ΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩ¬ 
ΡΟΥΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝ¬ 
ΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΣΟΥΔΑΣ», προϋπολογισμού 204.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων Σήφακα 56 και Δασκαλο- 
γιάννη - Χανιά, μέχρι και τις 24-09-2015. Πληροφορίες 
σχετικά με τη διάθεση των συμβατικών τευχών Ροσμα- 
ράκη Αφροδίτη τηλ. 28213 44631. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο υπόδειγμα Τύπου Β'. 

Αρμόδιοι για πληροφορίες που αφορούν τη μελέτη 
του έργου: Γρύλλου Στέλλα, τηλέφωνο: 28213- 44636, 
Ραχ: 28210-40510. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29-9-2015 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. 

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

I) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

II) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) (κοινοπραξία στην 


ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

III) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολο¬ 
γισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία αθροίζεται. 

IV) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας , με 
τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

ν)Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.318,00€ του¬ 
λάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες 
από την ημερομηνία υποβολής τους. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 
Κ.Α 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002) και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περι- 
λαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α' /24-8-93). καθώς 
και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει 
σήμερα. Γ ια την υλοποίηση του έργου έχει υπογράφει 
η με αριθμό ΑΔΑ7ΩΞ17ΑΚ-ΣΦΑ της 3/8/2015. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης. 

Χανιά, 2 Σεπτεμβρίου 2015 

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
ΕΛΕΝΗ ΔΟΞΑΚΗ 
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